मराठी भाषा विभागांतर्गत क्षेत्रीय 
कार्यालयांकरीता ऐरोली, नवी मुंबई येथे 
“मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या 
इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मभाभ-२०१८/प्र.क्र.६३/भाषा-१, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : ०६ जुले, २०१९. 


वाचा : 
१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मभाभ-२०१६/प्र.क्र.१२८/भाषा-१, (भाग-२), 
दि.०५.०३.२०१८. 
२) शासन पत्र क्र.मभाव-२०१८/प्र.क्र.३२/भाषा-१, दि.१९.०४.२०१८. 
3) सिडको महामंडळाचे पत्र क्र. CIDCO/SE (Vashi) २०१९/६२, दि.१८.०६.२०१९. 


प्रस्तावना : 

मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यान्वित असलेली १) भाषा संचालनालय, 
२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 3) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ व 
४) राज्य मराठी विकास संस्था ही क्षेत्रीय कार्यालये मुंबईत विविध ठिकाणी कार्यरत आहेत. सदर 
कार्यालयांमार्फत भाषा व साहित्य विकास विषयक विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. या सर्व 
कार्यालयांच्या कामात समन्वय राहावा या दृष्टीने ही कार्यालये एकाच इमारतीत असावी या उद्देशाने 
शासनाकडून सिडको महामंडळाकडे जागेची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने सिडको 
महामंडळाने दि.०३.११.२०१६ च्या पत्राद्वारे ऐरोळी, नवी मुंबई येथील सेक्टर क्र. १३ मधील भूखंड 
क्र. ६-ए हा भूखंड “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र“ या इमारतीकरीता वितरित करण्यास सहमती दिली. 
सदर भूखंडावर “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीचे बांधकाम करण्याबाबत संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने भूखंड क्र.६ए, सेक्टर १३, ऐरोली, नवी 
मुंबई येथील भूखंडावर मराठी भाषा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांकरीता “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” 
या इमारतीचे बांधकाम सिडको महामंडळाकडून करून घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला व 
त्याअनुषंगाने प्रस्तावित इमारतीचा आराखडा व अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
पत्रान्वये सिडको महामंडळास कळविण्यात आले होते. 
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प्रस्तावित “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र“ या इमारतीचे बांधकाम सिडको महामंडळाकडून 
करण्यात येणार असल्याने संदर्भ क्र.३ च्या पत्राद्वारे सिडको महामंडळाकडून प्राप्त झालेले आराखडे व 
अंदाजपत्रकाची शासन स्तरावर छाननी करून प्रस्तावित इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

मराठी भाषा विभागाची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये व विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध समित्या 
/ मंडळे यांच्या कामकाजाकरीता सिडको महामंडळाच्या क्षेत्रातील भूखंड क्र. ६ए, सेक्टर क्र.१३, ऐरोली, 
नवी मुंबई या क्षेत्रावर प्रस्तावित “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र" या इमारतीच्या बांधकामासंदर्भात सिडको 
महामंडळाने एकूण ३१८४.९२ चौ.मी. बांधकाम करण्यास आराखडा व अंदाजपत्रक सादर केले होते. 
सिडको महामंडळाने सादर केलेल्या एकूण रू.२३,४४,११,०००/- (अक्षरी रूपये तेवीस कोटी चव्वेचाळीस 
लक्ष अकरा हजार फक्त) इतक्या ढोबळ अंदाजपत्रकाची शासन स्तरावर सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून तांत्रिक छाननी करण्यात आली व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोबतच्या परिशिष्टात 
दर्शविल्याप्रामणे सुधारित परिगणना करून रू.१७,६६,४०,०००/- (अक्षरी रूपये सतरा कोटी सहासष्ट 
लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतक्या ढोबळ अंदाजपत्रकास सहमती दिलेली आहे. त्यानुसार “मराठी भाषा 
भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामाच्या रू.१७,६६,४०,०००/- (अक्षरी रूपये सतरा कोटी सहासष्ट 
लक्ष चाळीस हजार HEA) इतक्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 

करूनच काम हाती घ्यावे. 

२) सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची खातरजमा 

करण्यात यावी. 

3) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 

महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

४) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करून उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
सूचना विचारात घ्याव्यात. 

६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन foe क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
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७) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करून सदर कामे पूर्ण करावीत. 
८) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
९) विषयांकित कामाकरीता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
सदर बांधकाम विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने मराठी भाषा विभाग व सिडको 


महामंडळ यांचे अंतर्गत विहित सामंजस्य करार करण्यात येईल. 
३. प्रस्तावित इमारत बांधकामाबाबतचा खर्च मागणी क्रमांक झेडएफ ४, मुख्य लेखाशीर्ष ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, (०१) कार्यालयीन इमारती, (०५१) बांधकाम, (००) (०१) मराठी 
भाषा संशोधन, विकास व सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करणे, ५३, मोठी बांधकामे, संगणक संकेतांक 
(४०५९२५३२) या लेखाशीर्षरअंतर्गत खर्ची टाकण्यात येईल. 
४. सदर कामाची किंमत रू.१५.०० कोटी पेक्षा जास्त असल्याने मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन व अपर मुख्य सचिव, वित्त सदस्य असलेल्या उच्चस्तर समितीने चक्रीय 
पध्दतीने सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०६१५४६०९९४३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna Arvind Gawde 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi 
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(अपर्णा अ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल भवन, मुंबई 

२ मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३ मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
४ मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५ मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा, विधान भवन, मुंबई, 
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मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने), 

qo प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने), 

११ प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 

१२ व्यवस्थापकीय संचालक, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको), मुंबई 
१३ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई, 

१४ प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१५ सचिव (इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९ भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२० सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 

२१ सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

२२ संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

२३ सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
२४ निवड नस्ती (भाषा - 9) 


one ७ -& 
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शासन निर्णय क्रमांक मभाभ-२०१८/प्र.क्र.६३/भाषा-१, दि ०६.०७.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र 
Name of the Department : Marathi Language Department 


Name of Work : Construction of Sub Centre of Marathi Bhasha Bhavan Building at Airoli, New Mumbai 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
Rs/(Sqmt./M) / LS 
Component 
Wise 
(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 |(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Pilling (Incl. Corporation Tax) LS. 77,70,000 
Stilt Floor en) 
Ground Floor + First Floor (Residential Bldg) en) 
Ground Floor (Non Residential Bldg) 693.28 27,000 1,87,18,560 
1st Floor 622.91 27,500 1,71,30,025 
2nd Floor 622.91 28,000 1,74,41,480 
3rd Floor 622.91 28,500 1,77,52,935 
4th Floor 622.91 29,000 1,80,64,390 
Total B.U.A. = 3,184.92 Sub Total (a) 9,68,77,390 
(b) Fuel Gas Pipeline LS. 1,00,000 
(c) Bio Digester LS. 2,00,000 
(व) Rain/ Roof Water Harvesting LS. 5,00,000 
(e) Ramp For Handicaps LS. 5,00,000 
(f) Furniture (3184.92 x 70%=2229) 2,229 5,000 1,11,47,200 
Sub Total (b+c+d+e+f) 1,24,47,200 
Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2) 48,43,870 
3 Electrification Internal 5% of (a) 48 ,43,870 
External 6% of (a) 58, 12,643 
Fire Fighting Arrangements etc. 2% of (a) 19,37,548 
Sub Total (3) 1,25,94,061 
Sub Total (A) 12,67,62,520 
(उ) |MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 100 8,000 8,00,000 
(ii) Internal Roads (Rmt) LS. 5,00,000 
(iii) Development of Ground LS. 2,00,000 
(iv) Parking LS. 2,00,000 
(v) Retaining Wall en) 
(vi) Land Scaping [10 
(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey LS. 2,00,000 
(viii) CC Drains and C/D Works r= =: 
Sub Total (B) 19,00,000 
Sub Total| (A+B) 12,86,62,520 
(C) |OPTIONAL ITEMS 
1 |Undergound Water Tank for R/W Harvesting (Cu.M) शिका 
2 |Water Main Storage, and pump house, bore well etc. 5,00,000 
3 |Air Conditioning LS. 25,00,000 
4 |Lifts LS. 60,00,000 
5 |External Toilets | 
6 |AB Room, Area lighting, Pumps, Generator LS. 15,00,000 
7 |Project Consultancy Charges 3% of A+B 38,59,876 
8 |CCTV L.S. 5,00,000 
Sub Total (C) 1,48,59,876 


Project Cost (P)= (A) + (B) + (©) | _14,35,22,396 
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(D) [PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (a) 38,75,096 
(ii) Green Building 5% on (a) 48,43,870 
(iii) GST 12% on (P) 1,72,22,687 
(iv) Price Escalation 5% on (P) 71,76,120 
Sub Total (D) 3,31,17,772 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 17,66,40,168 
Say Rs. Lakhs 1766.40 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost = Rs 30,417.53 /Sqm 
(ii) Elect. Work = Rs 3954 /Sqm 
(iit) Water Supply — Rs 1,521 /Sqm 
(iv) For (i) + (ii) + (iii) = Rs 35893 /Sqm 
(v) Total Project Cost = TPC + Area (as per "a'') 55461 
* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid 
by user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 
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